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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 233 

11 Μαρτίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Ο ΙΚ . 3 442/431 

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2366/1995 
«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 256). 

2. Τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 2229/1994 
«Τροποποίηση και συ μπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλ¬ 
λες διατάξεις» (Α' 138). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 370/95, «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις 
της οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
93/36/ΕΕτης 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕαριθ. Ε 199της9.8.1993 
σελ. 1) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη 
συμβάσεων δημοσίων προμηθειών» (Α’ 199). 

4. Την οδηγία 93/38 «Περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, ενέργει¬ 
ας μεταφορών και τηλεπικοινωνιών». 

5. Την 11734/1360/5.4.1996 απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

6. Την 86/12.11.1997 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 

7. Το 3254138/19.11.97 έγγραφο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., με 
το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση ο Κανονισμός προμη¬ 
θειών αυτής. 

8. Την 830/18.9.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» 
(Β’ 839). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Ατοο Ν. 1558/85, όπως 
προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/92 (Α - 154). 

α. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 


Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της ΕΡΓΑΟΣΕ 
Α.Ε., αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον από 12.11.1997 Κανονισμό Προμη¬ 
θειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. ο οποίος έχει ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρο 1 

Έννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες που 
διέπουν τις προμήθειες κάθε φύσεοις αγαθοιν και υπηρε¬ 
σιών. οι οποίες διενεργού νται από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΡ¬ 
ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.). 

2. Ως προμήθειες νοούνται κατά τον κανονισμό αυτό και: 
α. Προμήθειες που περιέχουν και εκτέλεση έργου με 

την επιφύλαξη του εδαφίου α, της επομένης παραγρά¬ 
φου. 

β.- Η παροχή υπηρεσιών (μεταφορές, φορτοεκφορτώ¬ 
σεις, εκτελωνισμοί, διαφημίσεις, ποιοτικοί έλεγχοι, ανά¬ 
δειξη ασφαλιστού, συμβούλου γενικώς, καθαρισμός υλι¬ 
κών και κτιρίων, οι αναθέσεις εκτελέσεως εργασιών ε- 
γκαταστάσεως - συντηρήσεως - επισκευής υλικών, ή 
άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια υλι¬ 
κών κ.λ.π.). 

γ.- Η εκτύπωση των κάθε φύσεως εντύπων, 
δ.- Η μίσθωση κινητών πραγμάτων, 
ε - Οι προμήθειες εξοπλισμού, που συνεπάγονται ή όχι 
και εγκατάσταση, 
στ - Η χρηματοδοτική μίσθωση. 

3. Από τον κανονισμό αυτό εξαιρούνται: 
α - Η αγορά ακίνητων πραγμάτων. 

β.- Η μίσθωση και εκμίσθωση ακίνητων πραγμάτων, 
γ.- Η προμήθεια υλικών με πάγιες ή προσωρινές προ¬ 
καταβολές. 

δ.- Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας., 

4. Οι αγορές, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων 
πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου της Διοίκησης της εταιρείας. 
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Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας 

1. Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται η συνδρομή 
των εξής προϋποθέσεων: 

α.- Διαπίστωση υπάρξεως ανάγκης και το μέγεθος αυτής. 

β.- Ύπαρξη αιτήσεως. 

γ.- Ύπαρξη πιστώσεως. 

δ.- Ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της 
ΕΡΓΟΣΕ, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος 
κανονισμού, επιτρέπονται προμήθειες για κάλυψη ανα¬ 
γκών για χρόνο μεγαλύτερο της ισχύος του Προϋπολο¬ 
γισμού της εταιρείας και του αντίστοιχου εγκεκριμένου 
προγράμματος προμηθειών, κατόπιν αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ. 

Άρθρο 3 

Διακρίσεις Προμηθειών 

1. Οι προμήθειες της ΕΡΓΟΣ Ε πραγματοποιούνται: 

α.- Με ανοικτό διαγωνισμό. 

β.- Με κλειστό διαγωνισμό. 

γ.- Με πρόχειρο διαγωνισμό. 

δ.- Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ' ευθείας ανά¬ 
θεση). 

2. Όλες οι προμήθειες διενεργούνται, κατ' αρχήν, με α¬ 
νοιχτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. 

ΗδιενέργειαΠρομήθειαςμετις διαδικασίες των παρα- 
γρ. 1γ. 15 & 1ε του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14,15 & 16 
αντίστοιχα του παρόντος Κανονισμού. 

3. Οι κανόνες και η διαδικασία προμήθειας υλικών της 
περίπτωσης 3δ του άρθρου 1, καθορίζονται με ειδική α¬ 
πόφαση της Διοίκησης. 

Άρθρο 4 

Έννοια των ανοικτών και κλειστών διαγωνισμών 

1. Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υ¬ 
ποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής, 
ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακηρύξεως 
στοντύπο. 

2. Κλειστός είναι ο διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να 
υποβάλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι προμηθευτές, που 
προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την Διεύθυνση 
Προμηθειών που διενεργεί το διαγωνισμό και γίνεται με 
την παρακάτω διαδικασία: 

α.- Δημοσιεύεται περίληψη της διακηρύξεως στον τύπο 
με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμ¬ 
μετοχής. 

β - Γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, προ- 
κειμένου να διαπιστωθεί αν οισυμμετέχοντες πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος 
κανονισμού (φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τεχνικές 
δυνατότητες, κλπ). 

γ.- Καλούνται με πρόσκληση αυτοί που επελέγησαν 
για να υποβάλουν προσφορά. 

Άρθρο 5 

Όργανα επιμελούμενα των διαδικασιών προμηθειών 

1. Όργανα της ΕΡΓΟΣΕ επιμελούμενα της διαδικασίας 


για την πραγματοποίηση των προμηθειών είναι: 

α.- Οι υπηρεσίες προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ, ανάλογα με 
την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της καθεμιάς, 
β.- Οι Επιτροπές διενέργειας Δημοπρασιών, 
γ.- Οι Επιτροπές κρίσεως Προσφορών, 
δ.- Οι Επιτροπές Παραλαβών. 

ε.- Οι Επιτροπές Αγορών για την πραγματοποίηση προ- 
μήθείας υλικών εκτάκτων και επειγο υ σών αναγκών, των ο¬ 
ποίων ο τρόπος ενέργειας, οι τιμές της αξίας των υλικών 
και η αρμοδιότητα, καθορίζονται με εγκύκλιο της Δ/νσης 
του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού. 

2. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων μπορούν 
να ανατίθενται και σε άλλα όργανα με απόφαση του Δ.Σ. 
ή του Γενικού Διευθυντή. 

3. Τα λοιπά αρμόδια όργανα και οι λοιπές ρυθμίσεις για 
τη διενέργεια των προμηθειών καθορίζονται με αποφά¬ 
σεις της Διοίκησης. 

4. Με απόφαση του Δ.Σ. ή του Γ ενικού Διευθυντή, καθο- 
ρίζονταιτα αρμόδια όργανα για την έγκριση προμηθειών, 
την κατακύρωση των διαγωνισμών, ανάθεση προμηθειών 
(και απόφαση επί των ενστάσεων). 

5. Στον παρόντα κανονισμό με τον όρο «Διοίκηση» υπο¬ 
δηλώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευ¬ 
θυντής ή τα εκάστοτε τμήματα εξουσιοδοτημένα από τα 
αρμόδια όργανα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 6 

Αίτηση προμήθειας 

1. Η αίτηση προμήθειας συντάσσεται από την υπηρεσία 
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η χρήση του προς 
προμήθεια υλικού. 

2. Ο παραλήπτης της αιτήσεως, η μορφή και το περιε¬ 
χόμενο αυτής καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. 

Άρθρο 7 

Τύπος διακηρύξεων και περιεχόμενο αυτών 

1. Για κάθε προμήθεια με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό 
συντάσσεται διακήρυξη. Η διακήρυξη συντάσσεται από 
την αρμόδια υπηρεσία προμηθειών και εγκρίνεται από τον 
Προϊστάμενο αυτής. 

2. Στις περιπτώσεις του ανοικτού διαγωνισμού η διακή¬ 
ρυξη περιλαμβάνει υποχρεωτικό τουλάχιστον τα ακόλου¬ 
θα στοιχεία: 

α.-Το χρόνο και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού, 
β.- Σαφή περιγραφή, ποσότητα και τεχνικές προδια¬ 
γραφές των προς προμήθεια υλικών, 
γ.- Το χρόνο, τόπο καιτρόπο παραδόσεως των υλικών, 
δ.- Τους όρους πληρωμής. 

ε.- Το νόμισμα στο οποίο θα δίδεται η τιμή μονάδοςτου 
υλικού. 

στ.- Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

ζ.- Τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής. 

η.- Τυχόν ειδικούς ή πρόσθετους όρους. 

3. Οι κλειστοί διαγωνισμοί διενεργούνται στα εξής δύο 
στάδια: 

α.- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτή πε¬ 
ριλαμβάνει τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 
2 πληντων ο και επιπλέον τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
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(1) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής. 

(2) Την προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων συμμετο¬ 

χής. 

(3) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα υποβληθούν οι 
αιτήσεις συμμετοχής. 

Η διαδικασία που ακολουθείται στη α' φάση του κλει¬ 
στού διαγωνισμού διέπεται από τα άρθρα 19-22, 25-26, 
28, 31 παραγρ. Ιδ,ε,στ και παραγρ. 2 εφαρμοζόμενα α- 
ναλόγως, 11 παραγρ. 2,13 και ΙΟπαραγρ. 2. Οι αρμοδιό¬ 
τητες των επιτροπών δημοπρασιών και κρίσεως προσφο¬ 
ρών ασκούνται από επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων συμ¬ 
μετοχής που ορίζεται με ειδική εκάστοτε προς τούτο 
απόφαση της Διοίκησης, 
β.- Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

Σε όσους επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο, αποστέλλε- 
ται πρόσκληση για υποβολή προσφοράς που περιλαμβά¬ 
νει εκτός της διακήρυξης του προηγούμενου σταδίου και 
την χρονολογία και τον τύπο υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα - Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν, 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμη¬ 
θευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς, υ¬ 
ποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

τους και δήλωση προσχώρησης στην Κανονισμό 
Προμηθειώντης ΕΡΓΟΣΕ και ρητής αποδοχής των δια- 
τάξεώντου. 
α -ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
αα - Έλληνες Προμηθευτές 

(ί) - Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχι- 
στοντου τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την ά¬ 
σκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

(ϋ) - Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας. 

(ίϋ) - Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τε¬ 
λευταίου εξαμήνου. 

(ίν) - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού. 

(ν) - Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του προμηθευτή 
σε περίπτωση που αυτός συμμετέχει με εκπρόσωπό του. 

(νί) -Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου α¬ 
πό το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβι¬ 
βασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τε¬ 
λούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση α¬ 
πόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 
ββ - Αλλοδαποί Προμηθευτές 

(ί) - Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχι¬ 
στον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την ά¬ 
σκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

(ϋ) - Πιστοποιητικό της φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

(ϊϋ) - Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας ε¬ 
γκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματι¬ 
κούς καταλόγους. 


(ίν) - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 12του παρόντος κανονισμού. 

(ν) - Αποδεικτικό έγγραφο αντιπροσώπευσης του οίκου 
σε περίπτωση που ο προμηθευτής οίκος συμμετέχει με α¬ 
ντιπρόσωπό του. 

(νί) - Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, απότο οποίο να προ κύπτει ότι δεν συντρέχουν οι πε¬ 
ριπτώσεις που ορίζονται στην ενότητα αα. (νί) και ββ. (ί) 
του παρόντος εδαφίου (α).! 
β.- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 
αα. - Εταιρείες 

Όλα τα ανωτέρω (α.ααήα.ββ) δικαιολογητικά εκτός τα 
υπό στοιχεία α. αα(ί) ή β. ββ(ί) αντίστοιχα, 
ββ.- Ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα ανωτέρω (α.ααή α.ββ) δικαιολογητικά, για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 
γγ.-Συνεταιρισμοί 

Όλα τα ανωτέρω (α.αα) δικαιολογητικά πλην αυτού υπό 
στοιχεία α.αα(ί) και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας 
Αρχής για την νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατά¬ 
στασης δενεκδίδονταιτα δικαιολογητικά α.αα (ί) - (ϋ), (νί) 
και α.ββ (ί) - (ϋ), (νί) ή ισότιμα πιστοποιητικά τα οποία αν 
και δεν φέρουν την ίδια ονομασία καλύπτουν τουλάχιστον 
τα στοιχεία που καλύπτονται από τα αιτούμενα δικαιολο- 
γητικά προς αυτά, αυτά θα πρέπει να αντικαθίστανται από 
πιστοποιητικό της αρμοδίας Διοικητικής ή δικαστικής αρ¬ 
χής της χώρας αυτής που να το βεβαιώνει, καθώς και από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου. Εφόσον χώρα ε¬ 
γκατάστασης είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
χώρα όπου δεν προ βλέπεται ένορκη βεβαίωση, τα δικαιο- 
λογητικάα.αα (ί) - (ϋ), (νί) και α.ββ (ί) - (ϋ), (νί) μπορούν να 
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστι¬ 
κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 
εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, καθώς 
και τις υποχρεώσεις του για καταβολή εισφορών κοινωνι¬ 
κής ασφάλισης. 

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύη¬ 
ση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την 
προσφορά, εφ' όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο 
διαγωνισμό στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς του, 
θα γίνεται δε προς τούτο, με ποινή αποκλεισμού, σχετική 
μνεία στην προσφορά. 

5. Η αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας μπορεί να καλέσει 
τους ενδιαφερομένους να προσκομίσουν ή να συμπλη¬ 
ρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθε¬ 
σμίας δύο ημερών απάτην κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

6. Η παράλειψη προσκομίσεως κάποιου από τα παρα¬ 
πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά, ή εάν έχει τα¬ 
χθεί σχετική προθεσμία κατά την προηγούμενη παράγρα¬ 
φο μέχρι τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, έχει σαν συνέ¬ 
πεια την απόρριψη αυτής, εκτός αν κάτι άλλο ορίζεται από 
τη διακήρυξη. 

7. Απότη διακήρυξηδύναται ναπροβλέπονταιπερισσό¬ 
τερα δικαιολογητικά συμμετοχής, από αυτά που αναφέ- 
ρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 9 

Ενώσεις π ρο μηθευτών 

1. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
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προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πρά¬ 
ξη, Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού, από το σύνολο 
της προσφοράς που αντιστοιχεί στον καθένα. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, τα μέλη της ένωσης 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτω¬ 
ση κατακυρώσεως ή αναθέσεως της προμήθειας, ή ευθύ¬ 
νη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεωςτης συμ- 
βάσεως. 

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας ή αποκλει¬ 
σμού για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης τωνπροσφορών, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη, ολό¬ 
κληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα, προκόψει κατά το χρόνο 
της εκτελέσεωςτης συμβάσεως, τα υπόλοιπα μέλη συνε¬ 
χίζουν να έχουν την ευθύνη, της εκπληρώσεως αυτής με 
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δυο περιπτώ¬ 
σεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, φυσικόή νο¬ 
μικό πρόσωπο, εφ' όσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυ¬ 
ξη ή τη σύμβαση. 

Άρθρο 10 

Κανόνες Δημοσιότητας 

1. Η ΕΡΓΟΣΕ μετά την έγκριση του Ετήσιου 
Προγράμματος Προμηθειών της, γνωστοποιείτο ταχύτε¬ 
ρο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη Εφημε¬ 
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δε¬ 
δομένων ΤΕϋ, όλες τιςπρομήθειες κατά κατηγορίεςπροϊ- 
όντων που προτίθεται να διενεργήσει κατά τη διάρκεια 
των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική 
προϋπολογισμένη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 750.000 ΕΟυ. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, 
η ΕΡΓΟΣΕ μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετι¬ 
κής διακήρυξης και ειδικότερα: 

α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοι¬ 
χείων της διακήρυξης σε δυο τουλάχιστον οικονομικές ε¬ 
φημερίδες και σε τοπική εφημερίδα εάν υπάρχει, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρε¬ 
σία. 

β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος 
της υπηρεσίας που διενεργείτον διαγωνισμό. 

γ) Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια, 
Συνδέσμους, Πρεσβείες και στον Ελληνικό Οργανισμό 
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση κλειστού δια¬ 
γωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. 

δ) Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανα¬ 
κοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους εν¬ 
διαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψής της. 

ε) Για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων, εφόσον η προύπολογισθείσα αξία, εκτός του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 128.771 ΕΟυ. Η δημοσί¬ 
ευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο 
δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της περί¬ 
ληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδό¬ 


σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να α¬ 
ναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να πε¬ 
ριέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαι¬ 
τείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό 
που έχει προκηρυχθεί. 

3. Η ΕΡΓΟΣΕ μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της ο¬ 
ποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη α¬ 
ξία σε δραχμές 200.000 ΕΟΙΙ αποστέλλει στην Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομέ¬ 
νων ΤΕϋ εντός 48 ημερών, σχετική ανακοίνωση. Είναι δυ¬ 
νατόν όμως να μην δημοσιευθούν ορισμένες πληροφο¬ 
ρίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους εν¬ 
δέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι 
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά ε¬ 
μπορικά συμφέροντα δημοσίωνή ιδιωτικών επιχειρήσεων 
ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελ¬ 
ληνικό τύπο βαρύνουν την ΕΡΓΟΣΕ στη δε Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Άρθρο 11 

Προθεσμίες Διαγωνισμών 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς 

α) Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνι¬ 
σμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης 
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την ημε¬ 
ρομηνία δημοσίευσης της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν 
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σε περίπτοτση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα η¬ 
μερών (30) επιτρέπεται να συντμηθεί μέχρι και 15 (δέκα 
πέντε) ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας. 

β) Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, 
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλο- 
νται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) η¬ 
μέρες. 

γ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυ¬ 
τές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. 

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρω¬ 
ματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου 
τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζο¬ 
νται στα εδάφια β και γ ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν 
να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά 
από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσό¬ 
μενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδα¬ 
φίου α, παρατείνονται ανάλογα. 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς. 

α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότε¬ 
ρη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία α- 
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ποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεωντων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δη¬ 
μοσίευση, ή των είκοσι ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Σε περίπτωση επείγοντος, οι προθεσμίες αυ¬ 
τές συντέμνονται μέχρι είκοσι (20) και δέκα πέντε (15) η¬ 
μέρες αντίστοιχα, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμό¬ 
διας Υπηρεσίας. 

β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υπο¬ 
βολή της προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκλη¬ 
ση ταυτόχρονα και η οποία συνοδεύεται από τη διακήρυ¬ 
ξη του διαγωνισμού. 

γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών, από 
την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης 
στην περίπτωση που η προϋπολογισμένη αξία της προμή¬ 
θειας εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των 137.537 
ΕΟΙΙ και των είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία 
στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση επείγοντος, η 
προθεσμία αυτή συντέμνεται μέχρι και δέκα (10) ημέρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

δ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυ¬ 
τές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. 

Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνε- 
ται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύ- 
νανται να γίνου ν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως ή με¬ 
τά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκηρυσ- 
σόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η προθεσμία των σα¬ 
ράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2γ του 
παρόντος άρθρου να παρατείνεται ανάλογα 

4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της καθ' ύλην αρμο¬ 
δίας Υπηρεσίας Προμηθειών, μπορεί να μετατίθεται η η¬ 
μερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της 
διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των 
όρωντης πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Ότανη μετάθε¬ 
ση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρωντης πρόσκλησης 
ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ο¬ 
ρίζεται με την παραπάνω απόφαση, Όταν η μετάθεση γί¬ 
νεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της 
διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβο¬ 
λής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του 
ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη και 
παράλληλα να τηρηθούν εξαρχής όλοι οι Κανόνες 
Δημοσιότητας. 

Αρθρο 12 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνι¬ 
σμό, συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής ή γραμμάτιο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγύηση ετέρου α¬ 
ναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εσωτερι¬ 
κού ή εξωτερικού που έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό για ποσό ίσο με το 5% της αξίας των ειδών 
της προσφοράς με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το προσάρτημα Α 
του παρόντος κανονισμού, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη 


διακήρυξη, τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής 
πέραντων αναγκαίων στοιχείων που αναφέρονταιστο πα¬ 
ράρτημα Α, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, 
πληντου ποσού. 

2. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επι¬ 
τρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυ¬ 
τά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγ¬ 
γύηση δεν καλύπτειτο προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας 
όλων των προσφερόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύ¬ 
πτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου α¬ 
ριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη η δε 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται α¬ 
πό την εγγύηση. 

3. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δε¬ 
κτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. 

4. Για τις προμήθειες υλικών με πρόχειρο διαγωνισμό, 
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως συμμετοχής. Για 
τις προμήθειες με απ' ευθείας ανάθεση μπορεί να ζητηθεί 
εγγύηση. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε όφελος της 
ΕΡΓΟΣΕ στην περίπτωση αθετήσεως, από αυτόν για τον 
οποίο εκδόθηκε οιασδήποτε υποχρεώσεώς του, που α¬ 
πορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

6. α) Η εγγύηση συμμετοχής, των προμηθευτών που έ¬ 
λαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους δεν κα- 
τακυρώθηκεπρομήθεια,επιστρέφεταιμετάτηνημερομη- 
νία ανακοίνωσης της κατακυρώσεως ή αναθέσεως της 
προμήθειας και παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών. 

β) Επίσης η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προ¬ 
μηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προ¬ 
μήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπό- 
μενης εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και παραλαμβάνε- 
ται με φροντίδα αυτού. 

Άρθρο 13 

Κριτήρια αξιολογήσεως των αιτήσεων προμηθευτών 
για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς 

1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να 
υποβάλλουν προσφορές και προκειμένου να διαπιστωθεί 
η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, 
η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστα¬ 
σή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαμβάνονται ι¬ 
διαίτερα υπόψη: 

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχεί¬ 
ρησης. 

β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνι¬ 
σμούς της ΕΡΓΟΣΕ, του Ο.Σ Ε. ή του Δημοσίου. 

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικήςτους δραστηριότητας. 

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης ατην εκπλήρωση των 
συμβατικών της υποχρεώσεων, έναντι της ΕΡΓΟΣΕ του 
Δημοσίου ή των ΔΕΚΟ. 

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 
Υπηρεσία. 

στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. 

ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρη¬ 
σης, το εύρος της δράστηριότητας και το κύρος της. 

η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και η παραγωγική δυνατότη¬ 
τα της επιχείρησης. 
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ι) Η ποιότητα των προϊόντων. 

κ) Κάθε άλλο κριτήριο υπότηνπροϋπόθεση ότι τούτο θα 
αναφέρεται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνι¬ 
σμό. 

2. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η 
Δ/νση Προμηθειών έχει την δυνατότητα να ζητήσει οποια¬ 
δήποτε κατά την κρίση της στοιχεία ή δικαιολογητικά 
προς επιβεβαίωση των παραπάνω. 

Άρθρο 14 

Πρόχειρος διαγωνισμός 

1. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνο¬ 
πτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι του 
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και αφορά είδη απάτην 
εγχώρια αγορά. 

2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός επιτρέπεται στις περιπτώ¬ 
σεις : 

α) Κατεπείγουσας ανάγκης. 

β) Προμήθειας ειδών αξίας μικρότερης από ποσό που 
καθορίζεται με απόφαση της Διοίκησης και πάντως μι¬ 
κρότερης από 200.000 ΕΟώ. 

γ) Ανάθεσης σε τεχνικά γραφεία του ελέγχου και της 
παραλαβής των συμβατικών ειδών. 

δ) Ανάθεσης ασφαλίσεως μεταφοράς των ειδών που 
προμηθεύεται η ΕΡΓΟΣΕ από την αλλοδαπή. 

ε) Ανάθεση ασφαλίσεως υλικών, των περιουσιακών 
στοιχείωντης ΕΡΓΟΣΕ. 

3. Αντί της διακηρύξεως απευθύνεται «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 
σε όλους τους γνωστούς προμηθευτές, που μπορούν να 
προσφέρουν, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός είναι (3) 
τρεις ή στην περίπτωση έλλειψης, όχι μικρότερος των 
δυο, της οποίας το περιεχόμενο περιέχει τα στοιχεία των 
εδαφίων α, β, γ, δ, ε, στ, και η της παραγράφου 2 του άρ¬ 
θρου 7του παρόντος κανονισμού. 

4. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή 
επιτροπή οριζόμενη από τον Γενικό Διευθυντή είτε ειδικά 
για συγκεκριμένο διαγωνισμό είτε για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. 

5. Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του πρό¬ 
χειρου διαγωνισμού και της λήψης απσφάσεως έπ' αυτού 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
30 του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 15 

Προμήθεια με διαπραγμάτευση 
(εξαιρετική ή απ' ευθείας ανάθεση) 

1. Προμήθεια με διαπραγμάτευση θεωρείται η διαδικα¬ 
σία κατάτην οποία γίνεται προσφυγή στουςπρομηθευτές 
της επιλογής του αρμόδιου για κατακύρωση οργάνου και 
διαπραγμάτευση των όρων των υπό σύναψη συμβάσεων 
με ένα ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσί¬ 
ευση προκήρυξης διαγωνισμού. 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α. Όταν μετά από πρόσκληση σε ανοικτή ή κλειστή δια¬ 
δικασία δεν έχει υποβληθεί καμία κατάλληλη ή κανονική 
προσφορά, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης 
δεν έχουντροποποιηθεί ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζε¬ 
ται σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των. 

β. Όταν στα πλαίσια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας οι 
υποβληθείσεςπροσφορές δεν έγιναν αποδεκτές, εφόσον 
οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί 


ουσιωδώς και κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όλοι όσοι εί¬ 
χαν ήδη υποβάλει προσφορές. 

γ. Όταν για τεχνικούς ή για λόγους που σχετίζονται με 
την προστασία των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα 
προς προμή θεία αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται 
μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

δ. Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκο¬ 
πούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρ¬ 
μογής. 

ε. Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται 
σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυ¬ 
νατόν να τηρηθούν προθεσμίες που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό. 

στ. Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον 
αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε 
την ΕΡΓΟΣΕ να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκα- 
λούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές 
επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους. 

2. Στην περίπτωση προμήθειας με διαπραγματεύσεις 
ζητείται από εγχώριο ή αλλοδαπόπρομηθευτή (απ’ ευθεί¬ 
ας ή μέσω του εκπροσώπου του στην Ελλάδα) η υποβολή 
προσφοράς που θα περιέχει τα στοιχείατης παραγράφου 
2 του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού. 

3. Προκειμένου για την προθεσμία υποβολής προσφο¬ 
ρών στην περίπτωση της παραγρ. Ια του παρόντος και για 
την διαδικασία λήψης απόφασης και αναθέσεως της προ¬ 
μήθειας. εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρ¬ 
θρων 11 παραγρ. 2α και 31 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 15 

Προμήθειες με συμβάσεις διάρκειας 

Προμήθειες υλικού με συμβάσεις διάρκειας ίσης ή με¬ 
γαλύτερης των τριών ετών πραγματοποιούνται εφόσον 
είναι δεδομένη η αξιοπιστία, φερεγγυότητα, δυναμικότη¬ 
τα, ειδικότητα π ρο μηθευτών - κατασκευαστών και ταυτό¬ 
χρονα συντρέχει τουλάχιστον μία των παρακάτω προϋ¬ 
ποθέσεων : 

α. Πρόκειταιπερί κοινού υλικού το οποίο διακινείται συ¬ 
νεχώς, χωρίς μεταβολή των προδιαγραφών για μακρό 
χρόνο. 

β. Εξασφαλίζεται απρόσκοπτος εφοδιασμός του 
Δικτύου με υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του, για την ο¬ 
μαλή λειτουργίατωνπαραγωγικών μονάδων. 

γ. Η ετήσια κατανάλωση είναι περίπου σταθερά. 

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της διακηρύξεως, της εγ¬ 
γύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτελέσε- 
ωςτης συμβάσεως και οι λοιποί όροι καθώς και η διάρκεια 
των συμβάσεων καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου οριζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 5 του παρόντος. 

Άρθρο 17 

Επιτροπή Δημοπρασιών 

1. Στην ΕΡΓΟΣΕ λειτουργεί Επιτροπή Δημοπρασιών, ε¬ 
νώπιον της οποίας διεξάγονται οι διαγωνισμοί και αποτε- 
λείται από τρία τουλάχιστον μέλη. 

2. Η Επιτροπή Δημοπρασιών εποπτεύεται από το Προϊ¬ 
στάμενο της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών. 

3. Τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών, 
τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση της 
Διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ και για διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των δύο ετών. 
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4. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής 
Δημοπρασιών καθορίζονται στα άρθρο (21) του παρό¬ 
ντος κανονισμού. 

5. Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να συγκροτηθούν, με 
απόφαση του Γενικού Διευθυντή και άλλες Επιτροπές 
Δημοπρασιών, για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή για περιο¬ 
ρισμένο χρονικό διάστημα. 

6. Προκειμένου για προμήθειες αξίας μεγαλύτερης από 
ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Δημοπρασιών ανατίθενται σε άλλο όργανο συγκροτούμε¬ 
νο με ειδική για κάθε προμήθεια απόφαση της Διοίκησης. 

Άρθρο 18 

Επιτροπή κρίσεως προσφορών 

ι. Η επιτροπή κρίσεως των προσφορών αποτελείται α¬ 
πό τρία τουλάχιστον μέλη και ένα γραμματέα οριζόμενο 
από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών. 

2. α) Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της φύσης των προς 
προμήθεια υλικών ή των υπηρεσιών που θα παρασχε¬ 
θούν, μπορεί να ενισχύεται η Επιτροπή Κρίσεως 
Προσφορών με έναν ή και περισσότερους υπαλλήλους α¬ 
νάλογης ειδικότητας με απόφαση της Διοίκησης. 

β) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η συγκρότηση και άλλων 
Επιτροπών Κρίσεως Προσφορών με απόφαση της 
Διοίκησης για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή για περιορι¬ 
σμένο χρονικό διάστημα. 

3. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών 
είναι η αξιολόγηση του τεχνικού και οικονομικού μέρους 
των προσφορών, η γνωμοδότηση επί των πριν από την κα- 
τακύρωση υποβαλλόμενων ενστάσεων, η σύνταξη πρα¬ 
κτικού για την αιτιολόγηση της αξιολόγησης και η εισήγη¬ 
ση, με αιτιολογημένη γνωμάτευσή, του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού καθώς και η παράδοση των ανωτέρω 
στην Υπηρεσία Προμηθειών. 

4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 
Κρίσεως Προσφορών ορίζονται με απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή και για χρονικό διάστημα ενός έτους, αποκλει- 
όμενης της παρατάσεώςτης, παρά μόνο για κρίση διαγω¬ 
νισμών οι οποίοι προκηρύχθηκαν στο έτος που αυτή έχει 
ορισθεί. 

5. Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, κατά το χρόνο θη¬ 
τείας της υπάγεται στην αρμόδια υπηρεσία Προμηθειών. 

6. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του πα¬ 
ρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και για τις αρμοδιότητες 
της Επιτροπής Προσφορών. 

Άρθρο 19 

Κατάθεση - Αποστολή προσφορών 

1. Οι προσφορές αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό 
κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών, κατά 
την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τη λέξη «προσφο¬ 
ρά», τον αριθμότης Διακηρύξεως, το αντικείμενο του δια¬ 
γωνισμού, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
τοντίτλο της Υπη ρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 
τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Είναι δυνατή η παράδοση προσφοράς, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο στο Γραμματέα της Επιτροπής 
Δημοπρασιών, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού 
εφ’ όσον φέρει τις πάνω ενδείξεις επί του φακέλου καιπα- 
ραλαμβάνεται με αποδείξεις. 

3. Επίσης είναι δυνατή η αποστολή προσφοράς ταχυ¬ 


δρομικά, με τις πιο πάνω ενδείξεις και γίνεται δεκτή, εφ' ό¬ 
σον ληφθεί πριν την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
διαφορετικά δε λαμβάνεται υπόψη ακόμη και εάν έχει τα¬ 
χυδρομηθεί ή διαβιβαστεί έγκαιρα. 

4. Προσφορές που περιέρχονται στο Γραμματέα της 
Επιτροπής Δημοπρασιών με οποιοδήποτετρόποπριναπό 
τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλ¬ 
λά παραδίδονται στην Επιτροπή Δημοπρασιών κατά την 
ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Εκπρόθεσμεςπροσφορές καθώς καιπροσφορές από 
προμηθευτές που δεν προσκλήθηκαν, στην περίπτωση 
κλειστού διαγωνισμού, δεν παραλαμβάνονται από την ε¬ 
πιτροπή και πάντως απορρίπτονται ως απαράδεκτες, επι- 
στρέφονται δε χωρίς να αποσφραγισθούν. 

6. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά που την συνο¬ 
δεύουν θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέ¬ 
πεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων στην Αγγλική 
γλώσσα εφ’ όσον αυτό προβλέηεται από τη διακήρυξη. 

Αρθρο 20 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο ο οποίος πε¬ 
ριλαμβάνει 2 ή 3 υποφακέλους με τις ενδείξεις «Δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής», «οικονομική προσφορά», «τεχνική 
προσφορά», ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης (συμ- 
φε ρότερη προσφο ρά ή χαμηλότερη τιμή) και σύ μφωνα με 
τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη. 

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησί¬ 
ματα, προσθήκες, διορθώσεις, κενά, πρέπει να συντάσ- 
σονται δε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 
Εάν υπάρχει στην π ροσφο ρά οποιαδήποτε διόρθωση, αυ¬ 
τή πρέπει να γίνεται με απλή διαγραφή του διορθωμένου, 
το οποίο θα πρέπει να εξακολουθήσει να φαίνεται, να εί¬ 
ναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον ηρο- 
σφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και απο¬ 
σφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει και μονογράψει αυτήν. Η ολική τιμή της 
προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και α¬ 
ριθμητικούς. 

3. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακηρύξεως ή 
προσκλήσεως. 

4. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους ό¬ 
ρους της διακηρύξεως, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 
την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 30 παραγρ.4, ε- 
δάφ.β. 

Αρθρο 21 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Η Επιτροπή Δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίασή 
της, κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη 
ή την πρόσκληση, παραλαμβάνειτις κατατιθέμενες καιτις 
ευρισκόμενες εντός του φακέλου προσφορές και λαμβά¬ 
νει κάθε μέτρο για αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνι¬ 
σμού. 

2. Μετά την παρέλευση της ώρας που ορίζεται στη δια¬ 
κήρυξη, εκτός αν συνεχίζεται η κατάθεση προσφορών, α¬ 
ναγγέλλει το κλείσιμο του διαγωνισμού αναγράφοντας ε¬ 
πί του πρακτικού την ώρα του κλεισίματος και προβαίνει 
στην αρίθμηση των προσφορών στην μονογράφηση αυ¬ 
τών, στην καταχώρησή των σε ειδικά πρακτικά παραλα¬ 
βής και στην αποσφράγισή των με τη διαδικασία, που α- 



2294 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ναγράφεται στην σχετική διακήρυξη, ανάλογα αν το κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ή η πλέον 
συμφέρουσα προσφορά. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, στην περί¬ 
πτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια και στην περίπτω¬ 
ση του κλειστού διαγωνισμού με την παρουσία μόνον αυ¬ 
τών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά. 

4. Η Επιτροπή Δημοπρασιών υποχρεούται κατά την πα¬ 
ραλαβή τωνπροσφορών και λοιπών εγγράφων να ελέγξει 
την συμφωνία ή όχι αυτών που μετέχουν στον διαγωνι¬ 
σμό, με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού, συντάσσοντας προ τούτο σχετικό 
πρακτικό. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία το πρακτικό παραλα¬ 
βής μαζί μετονψάκελοτουδιαγωνισμούτωνπροσφορών 
και των πρακτικών τηςπαραγρ 4 της παρούσης παραδί- 
δεται στην καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών. 

Άρθρο 22 

Ενστάσεις κατά της διακηρύξεως και της νομιμότητας 
διενέργειας του διαγωνισμού 

31. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμε¬ 
τοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διε¬ 
νέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέ¬ 
πεται ένσταση, 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια υ¬ 
πηρεσία προμηθειών ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονι¬ 
κού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέ¬ 
χρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευ¬ 
σης και της υποβολής των προσφορών. 

(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που ε- 
πιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό 
του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστο¬ 
λής σ' αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λή¬ 
ξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. 

Η ένσταση εξετάζεται από την υπηρεσία προμηθειών 
και η σχετική τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση εκδί- 
δεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού. 

β) Στην α’ φάση του κλειστού διαγωνισμού οι συμμετέ- 
χοντες και μόνον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά 
του πρακτικού επιλογής των προμηθευτών που θα συμ¬ 
μετέχουν στον διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθε¬ 
σμίας πέντε (5) ημερών από την γνώση από αυτούς του 
πρακτικού αυτού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
όργανο που ορίζει η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ κατάτο άρθρο 
5, παράγραφο 3, το οποίο αποφαίνεται επ’ αυτής τελεσί¬ 
δικα μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης των αι¬ 
τήσεων συμμετοχής. 

γ) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ή της νο¬ 
μιμότητας της διενέργειας ως προς της διαδικασία παρα¬ 
λαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρ¬ 
κεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαί¬ 
ωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι ε- 
π ιλέχθη κα ν να υπο β άλλου ν π ροσφο ρά. 


Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγω¬ 
νισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτε¬ 
λεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο για την αξιο¬ 
λόγηση όργανο μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής 
κρίσεως προσφορών. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε δια¬ 
γωνισμό κοινοποιείται επί ποινή απαραδέκτου σ' αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, η δε απόφαση του αρμοδίου 
για την κατακύ ρωση του διαγωνισμού είναι τελεσίδικη και 
αμετάκλητη. 

δ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική α¬ 
πόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων 
στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την αρ¬ 
μόδια υπηρεσία Προμηθειών. Στον κλειστό διαγωνισμό 
δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο ό¬ 
σοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Η ένσταση 
αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού όργανο μετά από γνώμη της επιτροπής Κρί¬ 
σεως προσφορών. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αρ¬ 
γότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

ε) Η ένσταση που στρέφεται κατάτης κατακυρωτικής α¬ 
πόφασης εξετάζεται από δεύτεροβάθμιο όργανο, που κα¬ 
θορίζεται με απόφαση της Διοίκησης. 

(1) Η ένσταση αυτή ασκείται μόνο από αυτούς που συμ¬ 
μετέχουν στον διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθε¬ 
σμίας 5 πέντε ημερώντο δε αρμόδιο όργανο πρέπει να α¬ 
ποφασίσει εντός 5 πέντε ημερών από την άσκησή της. Σε 
περίπτωση που το αρμόδιο όργανο δεν αποφασίσει τεκ- 
μαίρεται ότι απορρίπτει την ένσταση. Κατά την διάρκεια 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης και μέχρι την α¬ 
πόφαση επ’ αυτής ή την σιωπηρή απόρριψή της αναστέλ¬ 
λεται η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. 

(2) Κατά της απόφασης επί της ένστασης ή της σιωπη¬ 
ρής απόρριψης της ο ενισταμένος μπορεί να ασκήσει αί¬ 
τηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου 
Δικαστηρίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημε¬ 
ρών. 

Κατά την διάρκεια της πιο πάνω προθεσμίας αναστέλ¬ 
λεται η υπογραφή της σύμβασης. 

1. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλ¬ 
λους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενος, δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

2. Οι ενισταμένοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με φροντίδα τους. 

Άρθρο 23 
Αντιπροσφορές 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού θεωρούνται αντι¬ 
προσφορές. 

Επίσης αντιπροσφορά θεωρείται και κάθε προσφορά, 
στην οποία γίνεται διόρθωση ή τροποποίηση μετά την η¬ 
μέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι αντιπροσφορές απορρίπτονται ιος απαράδεκτες. 

Άρθρο 24 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετι- 
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κάστη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για το χρό¬ 
νο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 

2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απα¬ 
ράδεκτη, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 30, 
παράγρ.4, εδάφιο β. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, ε¬ 
φόσον ζητηθεί, για το διπλάσιο διάστημα που προβλέπε- 
ται από τη διακήρυξη. 

Άρθρο 25 

Δείγματα προσφερόμενων υλικών 

1. Στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση, μπορεί να ορίζεται 
ότι, μαζί με την προσφορά θα κατατίθενται δείγματα εις 
διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα), εκτός αν λόγω της φύσης 
τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή να υπο¬ 
βληθούν εις διπλούν. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται απότη διακήρυξη ή την 
πρόσκληση ότι, μαζί με την προσφορά θα κατατίθενται 
δείγματα και δεν κατατίθενται, η προσφορά απορρίπτε¬ 
ται. 

2. Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος, από¬ 
λυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακρο¬ 
σκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τα δείγματα 
των προμηθευτών που δεν αναδείχθηκαν μειοδότες, επι- 
στρέφονται σ’ αυτούς και παραλαμβάνονται με δική τους 
μέριμνα, εκτός αν αυτά καταστράφηκαν ή καταναλώθη¬ 
καν μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων. 

Δείγματα τα οποία δεν ζητήθηκαν σε ένα μήνα απάτην 
κατακύρωση, αυτά περιέχονται στην κυριότητα της 
ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς καμία αποζημίωση σ’ αυτόν που το κατέ¬ 
θεσε. 

4. Εφ' όσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση 
δείγμα της ΕΡΓΟΣΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ¬ 
βάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της 
προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση. 

Δείγματα των υλικών θα βρίσκονται στην Υπηρεσία σε 
ειδικό χώρο κατά κατηγορία υλικών, και θα φέρουν τις α¬ 
ναγκαίες επισημάνσεις για τον προσδιορισμό της ταυτό¬ 
τητας του υλικού. 

5. Στον προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά 
του το επίσημο δείγμα της ΕΡΓΟΣΕ ή μέρος αυτού, ανά¬ 
λογα με τη φύση του υλικού για να του χρησιμεύσει κατά 
την κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέφει το 
αργότερο με την παράδοση του υλικού. 

Άρθρο 26 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, ή επισυνάπτεται η 
τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού, ή ανα- 
φέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ορίζονται και εγκρίνονται 
από τις Διευθύνσεις ή υπηρεσίες, στην αρμοδιότητα των 
οποίων υπάγεται το προς προμήθεια υλικό και περιλαμ¬ 
βάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κρίνο- 
νται απαραίτητα, για τον ακριβή προσδιορισμό της ταυ¬ 
τότητας του υλικού, παραπέμποντας σε : 

α. Κοινοτικά πρότυπα, τα οποία είναι δεσμευτικά δυνά¬ 
μει κοινοτικής πράξης, είτε σε 


β. Άλλα Κοινοτικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωριζό- 
μένα από τη χώρα μας, είτε σε 

γ. Διεθνή πρότυπα αναγνωριζόμενα από τη χώρα μας, 
είτε σε 

δ. Εθνικά πρότυπα, είτε σε 

ε. Κοινά πρότυπα. 

3. Οιτεχνικέςπροδιαγραφές, δεν μπορεί να περιλαμβά¬ 
νουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κα¬ 
τασκευής ή προελεύσεως ή μεθόδους επεξεργασίας, 
που έχουν σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν 
ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα εκτός από τις περι¬ 
πτώσεις, κατά τις οποίες οι προδιαγραφές αυτές δικαιο¬ 
λογούνται από τη φύση, του προς προμήθεια υλικού. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται σε εμπορικά 
σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπου ορισμένης 
προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνο¬ 
δεύονται από τις λέξεις « ή αντίστοιχα .> και εφ' όσον σε ε¬ 
ξαιρετικές περιπτώσεις ένα είδος δεν είναι δυνατόν να πε¬ 
ριγράφει με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως 
κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. 

Άρθρο 27 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατή¬ 
σεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π. Α. 
για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο πο υ 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. "Οταν απότη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερό¬ 
μενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τιμή 
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη διακήρυξη καθορί¬ 
ζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, 
προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές 
διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να 
προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση προσφο¬ 
ρών, αυτές μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύ- 
ουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλλάγ¬ 
ματος, κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ο¬ 
λόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη για το ε¬ 
δάφιο β, της παραγρ. 4, του άρθρου 30 του παρόντος κα 
νονισμού. 

Άρθρο 28 

Καταγωγή των Προσφερομένων Υλικών 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή 
του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετο¬ 
χής ή στις προσφορές τους, τη χώρα καταγωγής των υλι¬ 
κών που προσφέρουν. 

2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προ- 
σφερόμενα υλικά καθώς και τοντόπο εγκατάστασής του. 
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσο¬ 
λαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να 
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστα- 
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σιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην ο¬ 
ποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτε¬ 
ται, ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που για την κατα¬ 
σκευή του υπό προμήθεια προϊόντος μεσολαβούν περισ¬ 
σότερα από ένα εργοστάσια, ή έλλειψη της παρακάτω 
δήλωσης εκτιμάται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφο 
4β. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία η ανυπαρξία του 
εργοστασίου που δηλώθηκε με τηνπροσφορά κατάτην η¬ 
μερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά α¬ 
πορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με από¬ 
φαση της Διοίκησης, η ποινή αποκλεισμού από τους δια¬ 
γωνισμούς μετά από γνώμη της Επιτροπής Κρίσεως 
Προσφορών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατα¬ 
σκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, του 
Ο.Σ.Ε. ή ΕΡΓΟΣΕ. που ισχύει κατά την ημερομηνία διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. Για την αξιολόγηση της προ¬ 
σφοράς, αξιολογείται και το εργοστάσιο κατασκευής ε- 
νόψει των κριτηρίων του άρθρου 13, παράγραφος 1. 

3. Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργο¬ 
στάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που δη¬ 
λώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ’ αυ¬ 
τή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με 
την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση 
προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο αυτό. 

4, Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επι¬ 
τρέπεται η αλλαγή του εργοστ ασίου που δηλώθηκε μετην 
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 
Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 
προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του 
Γεν. Διευθυντή μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου. 

Αρθρο 29 

Αναπροσαρμογή τιμών 

1. Οταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παρά¬ 
δοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, 
τότε μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί ανα¬ 
προσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υ¬ 
ποχρεωτικά να καθορίζεται στην διακήρυξη οτύπος και οι 
προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτώνπου 
θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τι¬ 
μών είναι και τα εξής : 

α. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημε¬ 
ρομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από 
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και 
την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

β. Αναπροσαρμογή, σε περιπτώσεις τμηματικών παρα¬ 
δόσεων, χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από 
την διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των 
δώδεκα (12) μηνών. 

γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιό¬ 
τητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου δεν υ¬ 
πολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

δ. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται α¬ 
πό την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του φορέα 


που διενεργεί την προμήθεια, μπορεί να ορίζεται στη δια¬ 
κήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και 
αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των 
ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών. 

3. Γιατηνπληρωμήτου επίπλέονποσούπου προκύπτει 
μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συ¬ 
μπληρωματικής σύμβασης. 

4. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρ¬ 
μογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται 
με την επιφύλαξη του άρθρου 30 παράγραφος 4β. 

Αρθρο 30 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Γιατην αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υ¬ 
πόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

α.- Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή¬ 
ριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 

(1) - Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης. 

(2) - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

(3) - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προ- 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλι¬ 
κό. 

Η κατακύρτοση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την 
χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακρι¬ 
βώς τιμή και που είναι σύ μφωνες με τους ό ρο υ ς και τις Τε- 
χνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλη- 
σης. 

β.- Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή¬ 
ριο είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, λαμβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία εφ' όσον αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 

1) Η τιμή. 

2) Οι όροι πληρωμής. 

3) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρη¬ 
σης όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στη 
διακήρυξη. 

4) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκε¬ 
κριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδια¬ 
γραφών τα οποία καθορίζονται στη διακήρυξη. 

5) Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών 
με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

6) Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. 

7) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς 
άλλο που ηδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο 
φορέα. 

8) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατή¬ 
ρησης. 

9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (εθΓνίεβ) μετά την πώ¬ 
ληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευ¬ 
τή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερα ικανότητα, πείρα, ει¬ 
δίκευση και ο διατιθέμενος 

εξοπλισμός εκ μιέρους του προμηθευτή, για την τεχνική 
υποστήριξη των ειδών. 

11) 0 χρόνος παράδοσης των υλικών εφ' όσον αιτιολο¬ 
γείται. 
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12) Κάθε άλλο συναφές με τα υπό προμήθεια υλικά στοι¬ 
χείο. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, 
αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 
τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους 
της Δ/ξης. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τε¬ 
χνικών προδιαγραφών της Δ/ξης και της πρόσκλησης, 
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομο¬ 
τεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. 

1. Η διαδικασία της Οικονομοτεχνικής αξιολόγησης εί¬ 
ναι η παρακάτω: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των 
οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής κόστος εγκατάστα¬ 
σης, λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι στοιχεία β 1, β2, 
β3) κατατάσσονται σε δύο Ομάδες. 

(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Από¬ 
δοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β4, β5, βδ, β7. 

(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου πε¬ 
ριλαμβάνονται τα στοιχεία β8, β9, β 10, β 11. 

Γιατις παραπάνω δυο ομάδες ορίζεται συντελεστής βα¬ 
ρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις 
εκατό 80 και 30 και για κάθε ομάδα αντίστοιχα. 

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 

Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την δια¬ 
κήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το ά¬ 
θροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορι- 
σθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών είναι 100 
για τις περιπτώσεις που καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 
βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τε¬ 
χνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθ¬ 
μούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι 
τεχνικές προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση ότι οι απο¬ 
κλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις 
και άρα η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ο¬ 
μάδων, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βα¬ 
ρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνο¬ 
λική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των δυο ομάδων. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται 
από 80 έως 120 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκρι¬ 
τικής τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη η τιμή της προσφοράς οι 
όροι πληρωμής και όταν από την διακήρυξη προβλέπεται 
το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που πα¬ 
ρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συ¬ 
γκριτικής) προς την βαθμολογία της. 

Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελε¬ 
στές βαρύτητας, τόσο της κάθε ομάδας συνολικά όσο και 
των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά, καθορίζονται 
από τον χρήστη για τον οποίο προορίζονται τα υλικά και 
αυτά αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμη¬ 
σης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, ουσιώδεις αποκλί¬ 
σεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απα¬ 
ράδεκτες. Αντίθετα μπορούν να γίνουν αποδεκτές προ¬ 
σφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 


επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία 
τωντεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη 
διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώ¬ 
δεις και συνιστούν λόγο απόρριψης τωνπροσφορών. 

6. Εάνσεορισμένο διαγωνισμό οιπροσφορέςείναιπρο- 
φανώς υπερβολικά χαμηλές για τα προς προμήθεια προϊ¬ 
όντα, εξετάζονται οι λεπτομέρειες των προσφορών πριν 
αποφασισθείη κατακύρωση του διαγωνισμού. Γ ιατο σκο¬ 
πό αυτό η Επιτροπή Κρίσεως προσφορών ζητεί από τον 
προσφέροντα να παράσχει εγγράφωςτις αναγκαίες διευ- 
κρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της δια¬ 
δικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επι- 
λεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την πρω¬ 
τοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επα¬ 
ληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά. 

7. Εάν τα έγγραφα τα σχετικά με προκήρυξη του διαγω¬ 
νισμού προβλέπουν την κατακύρωση του διαγωνισμού με 
την χαμηλότερη μόνο τιμή, η απόρριψη υπερβολικά χα¬ 
μηλής προσφοράς πρέπει να γνωστοποιείται στην επι¬ 
τροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Αρθρο 31 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Λήψη απόφασης 

1. Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει: 

α. -Την κατακύρωση του διαγωνισμού για ολόκληρητην 
ποσότητα ή μέρος αυτής, ή για ποσότητα μεγαλύτερη α¬ 
πό την ποσότητα της διακήρυξης μέχρι ποσοστό 30% ή 
για μικρότερη μέχρι 50%, εφόσον το ποσοστό αυτό καθο¬ 
ρίζεται στη διακήρυξη, ή κατακύρωση του διαγωνισμού 
σε περισσότερους προμηθευτές, εφ’ όσον πρόκειται για 
διαιρετό υλικό με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφ’ 
όσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής επιλέγε¬ 
ται με κλήρωση. 

β. -Τη κατακύρωση όχι της χαμηλότερης προσφοράς 
αλλά και τυχόν μεγαλύτερης ανταποκρινόμενης πάντως 
στους όρους του διαγωνισμού, εφ’ όσον αυτή κατά την 
κρίση της, η μεγαλύτερη τιμή της προτεινόμενης προ¬ 
σφοράς υπερκαλύπτεται από την ποιοτική υπεροχή του 
προσφερόμενου είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 6του 
προηγουμένου άρθρου. 

γ. -Την επανάληψη του διαγωνισμού για μέρος των υλι¬ 
κών με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδια¬ 
γραφών που ορίζονται στη διακήρυξη. 

δ.- Την κατάργηση καιτην απ' ευθείας ανάθεση της προ¬ 
μήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής, εφ' 
όσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 
του παρόντος Κανονισμού. 

ε. - Τη ματαίωση του διαγωνισμού. 

στ.- Τη συνέχιση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 32 του Κανονισμού. 

2. Η απόφαση επί του διαγωνισμού, λαμβάνεται από το 
αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση όργανο και προκα- 
λείται με μέρ ιμ να τη ς Δ/νσης Π ρομη θειώ ν της Υπη ρεσίας. 

Άρθρο 32 

Συνέχιση του διαγωνισμού 

Γιο τη συνέχιση του διαγωνισμού, με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 15, παρ. Ια απαιτείται απόφαση του κατάτην 
παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου αρμόδιου ορ¬ 
γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρίσε- 
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ως Προσφορών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η η¬ 
μερομηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού που 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών. 

Άρθρο 33 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - αναθέσεως Προμήθειας 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή α¬ 
νάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία. 

α. Το είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συνα- 
φθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέ¬ 
θηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανα¬ 
κοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής ε¬ 
κτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί ναπροσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 η¬ 
μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνω¬ 
σης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) η¬ 
μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνω¬ 
σης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος πα¬ 
ράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την η¬ 
μερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος πα¬ 
ράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υ¬ 
πογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό 
προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται, στον εκπρόσω¬ 
πό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περί¬ 
πτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 
στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση 
δεν προσήλθε εμπρόθεσμα να υπογράψει την σύμβαση 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Ή 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Άρθρο 34 
Πότε συντελείται 

Η σύμβαση ή παραγγελία συντελείται από της αναγγε¬ 
λίας της κατακυρώσεως ή αναθέσεως προμήθειας, το δε 
έγγραφο της συμβάσεως ή παραγγελίας που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα και όχι συστατικό. 

Άρθρο 35 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως και εγγύηση καλής 
λειτουργίας 

1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέ¬ 


θηκε η προμήθεια υποχρεούται ναπροσκομίσει στη Δ/νση 
Προμηθειών της Υπηρεσίας, εντός του χρόνου που καθο¬ 
ρίζεται στο έγγραφο της αναγγελίας της κατακύρωσης, 
εγγυητική επιστολή γιατην καλή εκτέλεση της σύμβασης 
ή παραγγελίας σύμφωνα με το προσαρτώμενο παραρτή- 
μα Β του παρόντος κανονισμού ή και εγγύηση για την κα¬ 
λή λειτουργία του είδους, ανπροβλέπεται στη διακήρυξη 
ή στην ανάθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΡΓΟΣΕ. 

Επιτρέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθε¬ 
σης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για προμή¬ 
θεια συνολικής αξίας μέχρι του ποσού που καθορίζεται 
κάθε φορά με απόφαση του Γ ενικού Δ/ντή. 

Για ανάθεση ασφάλισης μεταφοράς ειδών ή γιατην α¬ 
σφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΓΟΣΕ, ή για 
ανάθεση σε τεχνικά γραφεία του ελέγχου και της παρα¬ 
λαβής των συμβατικών ειδών, δεν απαιτείται κατάθεση 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

2. α) Το ποσόν της εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης η παραγγελίας, αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας του υπο προμήθεια 
είδους, χωρίς τον ΦΠ Α. 

β) Προκειμένου περί προμήθειας υλικών με συμβάσεις 
διάρκειας τα ποσά της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και 
καλής λειτουργίας καθορίζονται με την απόφαση του αρ¬ 
μοδίου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 το πα¬ 
ρόντος. 

3. Σε περίπτωση παράλειψης εμπρόθεσμης κατάθεσης 
της εγγύησης για την καλή εκτέλεση ή κατάθεση αυτής 
μετά την προθεσμία που προβλέπεται στην παραγρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, επέρχονται τα παρακάτω: 

α.-Οπρομηθευτής μπορείνα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε 
η κατακύρωση που έγινε, δεν έχει καμία ισχύ, η δε 
ΕΡΓΟΣΕ απαλλάσσεται από κάθε δέσμευση και έχει δι¬ 
καίωμα να πρσβεί στην προμήθεια του είδους από άλλους 
προμηθευτές με οιονδήποτε τρόπο ήθελε κρίνειπρόσφο- 
ρο. 

β.- Γίνεται κατάπτωση της εγγυήσεως συμμετοχής για 
λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ. 

γ.- Απαιτείται κάθε ζημία που ήθελε υποστεί η ΕΡΓΟΣΕ. 

δ.- Γίνεται καταλογισμός σε βάροςτου προμηθευτή της 
τυχόν επιπλέον διαφοράς μεταξύ της τιμής κατακυρώσε¬ 
ως και της τιμής με την οποία η ΕΡΓΟΣΕ θα προμηθευτεί 
τα είδη. 

ε.- Αποκλεισμός του προμηθευτή σε μελλοντικούς δια¬ 
γωνισμούς της ΕΡΓΟΣΕ με απόφαση του Δ.Σ. 

4. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ¬ 
λεσης, γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υλικών από την ΕΡΓΟΣΕ και την ολοσχερή 
από μέρους του προμηθευτή εκπλήρωση κάθε άλλης υ¬ 
ποχρέωσης που απορρέει από τη διακήρυξη και τη σύμ¬ 
βαση ή παραγγελία, ύστερα από την εκκαθάριση των τυ¬ 
χόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περί¬ 
πτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται 
σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση δύναται 
να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 
οριστικά και εφ’ όσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυ¬ 
ξή. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρα¬ 
τηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκ¬ 
προθέσμου. 

5. Στην περίπτωση που προβλέπεται εγγύηση καλής λει- 
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τουργίας του υλικού από την διακήρυξη, αυτή θα προ¬ 
σκομίζεται πριν από την έναρξη του οριζόμενου στη σύμ¬ 
βαση χρόνου καλής λειτουργίας ή κατά τον χρόνο απο¬ 
πληρωμής του τιμήματος αντίστοιχα και θα επιστρέψεται 
μετά τη λήξη του χρόνου καλής λειτουργίας, εκτός αν ο¬ 
ρίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, το δε ποσοστό και ο 
χρόνος ισχύος της θα καθορίζονται από τη διακήρυξη. 

6. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται, με 
φροντίδα του προμηθευτή, από την Υπηρεσία, με την υ¬ 
πογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

7. Γιατις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, έ¬ 
χουν εφαρμογή κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
του παρόντος. 

Άρθρο 36 

Χορήγηση προκαταβολής - εγγύηση προκαταβολής 

1. Η χορήγηση προκαταβολής επιτρέπεται, εφ' όσον 
προβλέπεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση για υποβο¬ 
λή προσφοράς. 

2. Με την υπογραφή της σύμβασης, και εφ’ όσον προ 
βλέπεται σ' αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκα¬ 
ταβολή σε ποσοστό μέχρι 50%της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίςτονΦΠΑ. Εφ'όσονπροβλέπονται τμηματικές 
παραδόσεις των υλικών και τμηματικές πληρωμές, η κρά¬ 
τηση της προκαταβολής, θα γίνεται αναλογικά με τις εκά- 
στοτε τμηματικές πληρωμές. 

3. Η χορήγηση προκαταβολής συνεκτιμάται κατά την α¬ 
ξιολόγηση των προσφορών με βάση το επιτόκιο δανει¬ 
σμού ΑΤΗΙΒΟΠ εξάμηνης διάρκειας, για το διάστημα που 
προβλέπεται να μεσολαβήσει από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης ή παραγγελίας μέχρι την παραλαβή τμηματική ή ο¬ 
λική. 

4. Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, Ελληνικής ή Αλλο¬ 
δαπής Τράπεζας, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του πα¬ 
ρόντος κανονισμού, σ' εκτέλεση της συμβάσεως ή πα¬ 
ραγγελίας και δίδεται στο νόμισμα της συμβάσεως ή πα¬ 
ραγγελίας. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή περιλαμ¬ 
βάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων υπε¬ 
ρημερίας που ισχύουν κάθε φορά επί του ποσού της προ¬ 
καταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη 
παράδοσης του υλικού. 

5. Για κάθε τμηματική κράτηση της προκαταβολής επι¬ 
τρέπεται ισόποση αποδέσμευση από την εγγυητική προ¬ 
καταβολής. 

6. Η επιστροφή της εγγυήσεως προκαταβολής γίνεται 
με φροντίδα του ενδιαφερομένου προμηθευτή, μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, με 
την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

Άρθρο 37 

Κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης ή 
παραγγελίας 

1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης κα¬ 
ταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υ¬ 
πογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2 ) Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμή¬ 
θειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τοντόπο καιχρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τοντόπο, τρόπο καιχρόνο παράδοσης των υλικών. 


στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες, 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, 
ι. Τον τρόπο καιχρόνο πληρωμής, 
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμή¬ 
ματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ιβ. Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος χαρτοσή¬ 
μου που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 155 
παράγρ.3 του κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κει¬ 
μένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, δια¬ 
κήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, λαμβανομένων 
υπόψη των όρων της διακήρυξης σε συνδυασμό με την 
διάταξη του εδαφίου β, της παραγρ. 4, του άρθρου 30 του 
παρόντος κανονισμού, ανάλογα εφαρμοζόμενη. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέ¬ 
χουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπε¬ 
ται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρ¬ 
μόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η πο¬ 
σότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, α¬ 
φού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ¬ 
πτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υπο¬ 
χρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε¬ 
σμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση, 

Άρθρο 38 

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του υλικού 

1. Η ΕΡΓΟΣΕ έχει το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου, των υπόπρομήθεια υλικών, σε όλα τα στάδια πα¬ 
ραγωγής των, στο εργοστάσιο του προμηθευτή ή και των 
υποπρομηθευτώντου. 

2. Ο έλεγχος ενεργείται από όργανα που ορίζει η 
ΕΡΓΟΣΕ, τα οποία προβλέπονται από τη σύμβαση ή πα¬ 
ραγγελία και είναι: 

α. Γιατα εγχώριαπαραγόμενα υλικά, ειδική επιτροπή, η 
οποία αποτελείται από υπαλλήλου της ΕΡΓΟΣΕ και, 
β. Γιατα παραγόμενα στο εξωτερικό, είτε άλλο σιδηρο¬ 
δρομικό Δίκτυο, είτε Διεθνές Γραφείο Ελέγχου και Επι- 
βλέψεως, είχε ειδική επιτροπή από υπαλλήλους της 
ΕΡΓΟΣΕ, είτε από μεμονωμένο υπάλληλο αυτής. 

3. Ο τρόπος, τα κριτήρια, η διαδικασία και το περιεχό¬ 
μενο του ελέγχου, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις 
των οργάνων ελέγχου, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις 
του προμηθευτή για τον έλεγχο, προβλέπονται και καθο¬ 
ρίζονται, με αποφάσεις της Διοίκησης ή και με (σύμφωνες 
προς αυτές) πατάξεις της διακήρυξης ή της σύμβασης ή 
της παραγγελίας. 

4. Αν δεν έχει προβλεφθεί ο έλεγχος και έκτων υστέρων 
προκύψει σχετική ανάγκη, αυτός διενεργείται μετά από 
ειδική, για το σκοπό αυτό, απόφαση του οργάνου που έ¬ 
χει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης επί του συγκεκρι¬ 
μένου διαγωνισμού. 

5. Γιατο αποτέλεσμα του ποιοτικού καιποσοτικού ελέγ¬ 
χου των υλικών στο εσωτερικό ή εξωτερικό, συντάσσεται 
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από εξουσιοδοτημένο όργανο της ΕΡΓΟΣΕ πιστοποιητι¬ 
κό ελέγχου. 

Το πρωτότυπο μαζί με τις εκθέσεις, τα αποτελέσματα 
δοκιμών ή χημικών αναλύσεων και κάθε σχετικό με τον έ¬ 
λεγχο στοιχείο, αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προμη¬ 
θειών και αντίγραφο του πιστοποιητικού παραδίδεται 
στον προμηθευτή. 

6. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος που διενεργείται, 
δεν θεωρείται ότι έχει την έννοια της οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, εκτός αν διαφορε¬ 
τικά ορίζεται στη σύμβαση ή παραγγελία. Για τον προμη¬ 
θευτή το πιστοποιητικό ελέγχου χρησιμεύει μόνο σαν 6ι- 
καιολογητικό απαραίτητο γιατην πληρωμή των υλικώ ν και 
δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης του για παράδοση υλι¬ 
κού, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδια¬ 
γραφές και μέσα στο χρόνο που συμφωνήθηκε. 

7. Αν ο εκπρόσωπος ο εξουσιοδοτηθείς εκ μέρους της 
ΕΡΓΟΣΕ, για τον έλεγχο δεν προσέλθει έγκαιρα, από της 
ειδοποιήσεώς του, για τον έλεγχο, ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να ειδοποιήσει την Διεύθυνση Προμηθειών εγ- 
γράφως για σχετικές οδηγίες. 

8. Για την ποιότητα των υλικών της η ΕΡΓΟΣΕ μπορεί, 
κατά την κρίση της, να αρκεστεί σε σχετικό πιστοποιητικό 
του προμηθευτή, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζειαι 
στη σύμβαση ή παραγγελία. 

Άρθρο 39 

Δειγματοληψία - Εξέταση δείγματος 

1. Στην περίπτωση που απαιτείται δειγματοληψία, για 
τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που παραδίδονται, αυτή 
ενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβών παρουσία του 
προμηθευτή ή αντιπροσώπου του, εφ' όσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από τη διακήρυξη. 

2. Η δειγματοληψία και η εξέταση του δείγματος (πρα¬ 
κτική δοκιμή, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.) εφ’ όσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, σύμβαση ή παραγ¬ 
γελία, ενεργείται στο Χημείο του ΟΣΕ, στο Γ.Χ.Κ. ή σε α¬ 
ναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου τομέα 

Στην περίπτωση που η εξέταση γίνει στο Χημείο ΟΣΕ και 
ο προμηθευτής διαφωνήσει με το αποτέλεσμα, δύναται 
να γίνει επανεξέταση, εφ’ όσον το ζητήσει ο προμηθευ¬ 
τής, σ’ ένα από τα παραπάνω εργαστήρια με δαπάνες του. 
Το αποτέλεσμα είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. 

Το αίτημα του προμηθευτή γιατην επανεξέταση, πρέπει 
να υποβάλλεται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθε¬ 
σμία είκοσι (20) ημερών, απάτη γνωστοποίηση σ' αυτόν, 
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. 

3. Το κόστος της δειγματοληψίας θα βαρύνει τον προ¬ 
μηθευτή. Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι τέ¬ 
τοιο, ώστε να καθίσταται αντιπροσωπευτικότου συνόλου. 

Άρθρο 40 

Επιτροπές Παραλαβών 

1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμ¬ 
βατικών ειδών πραγματοποιείται από τριμελείς Επιτρο¬ 
πές, που ορίζονται με απόφαση του Γ εν. Διευθυντή, 

2. Η σύνθεση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Επιτροπής (Επιτροπών) Παραλαβών καθώς επίσης 
και η θητεία των, ορίζεται με την ίδια απόφαση, με δυνα¬ 
τότητα παρατάσεως της θητείας των, όχι πέραν του έ¬ 
τους. 

3. Η Επιτροπή (Επιτροπές) Παραλαβών, κατά το χρόνο 
της θητείας της υπάγεται στην Διεύθυνση Προμηθειών 


4. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 και 6 του άρθρου 17 
του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και για τις αρμοδιό¬ 
τητες της επιτροπής παραλαβών. 

Άρθρο 41 

Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή υλικών 

1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλι¬ 
κών γίνεται από την Εππροπή Παραλαβώντου άρθρου40 
μετά την παράδοση αυτών, εφ' όσον δεν προηγήθηκε ποι¬ 
οτικός έλεγχος. 

Εφ' όσον προηγήθηκε ποιοτικός έλεγχος, τότε γίνεται 
μακροσκοπικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή, καθώς 
και ο έλεγχος της συμφωνίαςτωνπιστοποιητικώντους με 
τους όρους της σύμβασης. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται 
να παραστεί, εφ' όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η 
παρ 3 του άρθρου 38 εφαρμόζεται ανάλογα και εδώ, ε¬ 
φόσον Δε δεν ορίζεται, ο ποιοτικός έλεγχος, ενεργείται: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση 
γ. Με πρακτική δοκιμασία 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυάμενο τρόπο, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Παραλαβών. 

3. Εφ’ όσον το είδος που παραδόθηκε ανταποκρίθηκε 
στον ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της σύμβασης ή παραγγελίας και του τυ¬ 
χόν κοτατεθεντος δείγματος, η Επιτροπή Παραλαβών 
προβαίνει στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλι¬ 
κού και συντάσσει πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, στο οποίο γίνεται μνεία ότι, τα υλικά είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της σύμ¬ 
βασης ή παραγγελίας και υπογράφεται από αυτή και τον 
προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

Το πρωτόκολλο παραλαβής μαζί με το υλικό παραδίδε- 
ται στην οικεία Αποθήκη Υλικού ή το εργοτάξιο. 

Ηπαραλαβήτου υλικού από την οικείαΑποθήκηήτο ερ¬ 
γοτάξιο πιστοποιείται με την υπογραφή του πρωτοκόλ¬ 
λου παραλαβής από τον προϊστάμενο αυτής. 

4. Με την πιο πάνω ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ο 
προμηθευτής δεν απαλλάσσεται της ευθύνηςτου από τυ¬ 
χόν διατηρού μενες συ μβατικές υποχρεώσεις και μετά την 
παράδοση του υλικού. 

Άρθρο 42 

Απόρριψη συμβατικών ειδών 

1. Σε περίπτωση απορρίψεως, απο την Επιτροπή 
Παραλαβών, των συμβατικών ειδών συντάσσεται από αυ¬ 
τήν Πρωτόκολλο απορρίψεως. στο οποίο αναφέρονται οι 
λόγοι απορρίψεως των, πλήρως αιτιολογημένοι ως και οι 
παρεκκλίσεις αυτών από τις προδιαγραφές των ειδών 
που απορρίφθηκαν. 

2. Στο ίδιο Πρωτόκολλο η Επιτροπή Παραλαβών γνω- 
μοδοτεί: 

α. Αν τα είδη τιρέπει να απορριφθοΰν σαν ακατάλληλα 
στο σύνολο τους ή σε μέρος αυτών. 

β Αν δύναται να χρησιμοποιηθούν από την ΕΡΓΟΣΕ και 
ποια είναι η κατά την κρίση της επιβλητέα έκπτωση, η ο¬ 
ποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε ποσοστό 5% της 
συμβατικής τιμής. 

3 Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται, από την 
Επιτροπή Παραλαβών ο προμηθευτής ή ο νόμιμος εκ- 
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πρόσωπός του, για να εκφέρει τις απόψεις του, πριν από 
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου απορρίψεως. Αν εντός της 
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της ει- 
δοποιήσεως του προμηθευτή, αυτός δεν παρουσιαστεί, ή 
δεν δεχτεί να υπογράψει το πρωτόκολλο απορρίψεως. 
αυτό υπογράφεται μόνο από την Επιτροπή Παραλαβών 
και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προμηθειών. 

4. Η Διεύθυνση Προμηθειών, προκαλεί ειδική απόφαση, 
του αρμοδίου, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού οργά¬ 
νου και προκειμένου για το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΡΓΟΣΕ, του Γεν. Διευθυντή, για την τελική απόρριψη ή 
παραλαβή των ειδών καθορίζοντας την επιβολή ή μη εκ- 
πτώσεως και το ύψος αυτής. 

Αρθρο 43 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφα- 
σητου υπηρεσιακού οργάνουπου αποφάσισε γιατο απο¬ 
τέλεσμα του διαγωνισμού και προκειμένου για το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, του Γεν. Διευθυντή, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τα¬ 
κτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η 
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 
του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο 
συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημε¬ 
ρών. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσειτα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία πουτουτάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ¬ 
πτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με 
την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών α¬ 
πό την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορρι- 
φθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευ¬ 
ση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον 
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέ- 
ντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παρά¬ 
δοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παρα¬ 
δόσεων. 

Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν 
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά 
εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά τα ισχύοντα. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται 
μετά την προσκόμισε ίσης ποσότητας με την απορριφθεΐ- 
σα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή 
ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαβειτηνποσότητα 
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλα¬ 
βής της νέας ποσότ ήτας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να πα- 
ραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υ¬ 
ποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν 
την εκπνοή της, με απόφαση του Υπηρεσιακού Οργάνου 
που αναφέρεται στην παραγρ. 1 του παρόντος, με την ο¬ 
ποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν πα- 
ρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χο¬ 
ρηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε τη απορρι- 
φθείσα ποσότητα η Ε.ΡΓΟΣΕ μπορεί να προβεί στην κατα¬ 
στροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα 
ισχύοντα. 

3. Με απόφαση του οργάνου που αναφέρεται στην πα- 
ραγρ.1 του παρόντος, ύστερα από γνωμοδότηση αρμοδί¬ 


ου, σχετικά με τα απορριφθέντα υλικά οργάνου, μπορεί 
να εγκριθεί η επιστροφή τους στον προμηθευτή πριν από 
την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμη¬ 
θευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 
τηντυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρί¬ 
φθηκε. 

Άρθρο 44 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με τον όρο παράδοσης ΡΟΒ-ΕΟΤ, η εκλογή του μεταφο¬ 
ρικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγορα¬ 
στή. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης 
υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες ο¬ 
δηγίες σχετικά με την μεταφορά του υλικού. 

Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μιέ- 
σου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με 
τους εξής περιορισμούς. 

α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή. 

β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπό- 
κεπαι στους όρους και συμφωνίες της ΟΙαεείίίοΗίίοη 
ΟΙαυεβδ. 

Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη 
και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει 
ο αγοραστής. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του 
πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον 
προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο ΟΙΡ. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με όρο κατά το οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστι¬ 
κή εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγορα¬ 
στή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστα¬ 
τικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς 
παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. 
Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και 
κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών 
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτού¬ 
του των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κατα το χρό¬ 
νο της ασφάλισης. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και λή¬ 
ξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται 
σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη 
(\Λ/ΞΐΓθάο υεθ Ιο ννατα Ιτουεα) πε ριλα μβανομένης και της πα¬ 
ραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώ¬ 
ρους ή άλλες αποθήκες ΙπΙταπείΙ του τόπου προορισμού 
των υλικών για 45 ημέρες απάτην άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟΙΡ του εμπορεύματος 
πλέον 5%. 

Αρθρο 45 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλι¬ 
κών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με 
τηλεγράφημα ή τηλέτυπα ή τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία 
φόρτωσης στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 
της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπαρχει. 

β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το ό¬ 
νομα του πλοίου, ή η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ. Ο αριθμός των κιβωτίωντα έπ' αυτών σημεία και οι α¬ 
ριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος 
(μικτό και καθαρό). 
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δ. Η πιθανή ημερομηνία άφιξηςτου μεταφορικού μέσου 
ατοντόπο προορισμού. 

2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να α- 
ποστείλει το τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία, 
βαρύνεται με κάθε δαπάνη ή ζημιά ή έξοδα που αυτό συ¬ 
νεπάγεται, ιδίως έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε 
τελωνειακούς χώρους ή χώρους ΙπίΓβπείί των συμβατικών 
υλικών, από την επόμενη της άφιξηςτου μεταφορικού μέ¬ 
σου μέχρι την παραλαβής τους, καθώς και για την απώ¬ 
λεια του υλικού λόγω μη έγκαιρης ασφάλισης αυτού από 
την ΕΡΓΟΣΕ, όταν η παράδοση είναι ΡΟΒ ή ΡΟΤ. 

Άρθρο 46 

Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό - εξωτερικό 

ι. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους : 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με¬ 
τά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του 
ποσοστού 50%της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι 
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστι¬ 
κή παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% 
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α με τη κατάθεση του μα¬ 
κροσκοπικού πρωτοκόλλου παραλαβής, και εξόφληση 
της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

γ. Με προθεσμιακό διαγωνισμό για το 100% της συμβα¬ 
τικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός 
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από 
τη σύμβαση. 

4. Ειδικά στο Εσωτερικό τα δικαιολογητικά που απαι¬ 
τούνται είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής ή, όταν τούτο δεν προβλέπεται από την σύμβα¬ 
ση, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού 
στην αποθήκη, σύμφωνα μετά άρθρο 38 του παρόντος. 

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της 
ΕΡΓΟΣΕ. 

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να ανα¬ 
φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
νόμιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούντον έ¬ 
λεγχο και την πληρωμή. 

5. Ειδικά στο εξωτερικό: 

α. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, 
γίνεται μέσο Ελληνικής Τράπεζας ή Ξένης που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλη¬ 
της πίστωση ς, είτε με έμβασμα. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πί¬ 
στωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Όταν η πληρωμή 
γίνεται με έμβασμα, χορηγείται προκαταβολή, 
β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 
αα. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση ΡΟΒ ή 
ΡΟΤ. 

ί. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο 
όνοματης ΕΡΓΟΣΕ ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν 
άπ ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού του. 


ϋ. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν. 
ίίί. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέ¬ 
ρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. 

ίν. Εξοφλητική απόδειξη του προμι ,θευτή, στη περίπτω¬ 
ση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε, 
ν. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν. 
νί. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

νϋ. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υ¬ 
λικού στην αποθήκη της ΕΡΓΟΣΕ εφόσον από τη σύμβα¬ 
ση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική 
ποσοπκήκαιποιοπκήπαραλαβήτου υλικού στην Ελλάδα. 

νϊϊί. Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τη- 
λεομσιοτυπίαςτωνπρομηθευτών, μετο οποίο να γνωρίζει 
στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

ββ. Στη περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
Ο + Ρ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, μετη διαφορά ό¬ 
τι η φορτωτική Βα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί, 
γγ. Στη περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
ΌΙΡ: 

ί. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση 
ΟτΡ. 

ϋ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλι¬ 
σης, ασφαλιστικής εταιρείας που να καλύπτει τους κίνδυ¬ 
νους που προβλέπονται στο άρθρο 44 του παρόντος. 

ϋι. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, δδ. Στη πε¬ 
ρίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης «ελεύ¬ 
θερον». 

ί. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης πα¬ 
ραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλι¬ 
κού στην αποθήκη, σύμφωνα μετο άρθρο του παρόντος. 

ϋ. Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να φε- 
ρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

ϋί.Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

ίν.Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εάν 
ανστεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εαν ανστεθεί ο ελεγχος αυτός σε επιτροπή. 

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υ¬ 
πηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμη. 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο που Θεω¬ 
ρούν ότι είναι απαραίτητο. 

Αρθρο 47 

Χρόνος φόρτωσηο ή παράδοσης υλικών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
μέσα στα χρονικά όρια και τον τρόπο που ορίζει η σύμβα¬ 
ση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπο¬ 
ρεί με απόοαση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Οργάνου, 
που υπέγραψε την σύμβαση ή παραγγελία να παρστείνε- 
ται μέχρι του 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρονου. Σε περίπτωση που ο συμ¬ 
βατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύ¬ 
τερος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση 
του αρμοδίου κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιακού οργάνου ύ¬ 
στερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Προμηθειών, να πα- 
ρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. 

Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος 
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μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - πα¬ 
ράδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολό¬ 
κληρου του συμβατικού χρόνου. Ο προμηθευτής κηρύσ¬ 
σεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έ¬ 
γκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κα¬ 
τά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

Εκπρόθεσμη θεωρείται και η παράδοση του υλικού, που 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή καθυστέρησε η πα¬ 
ράδοση άλλου συνεργαζόμενου υλικού της αυτής σύμ¬ 
βασης ή παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εξοιου- 
δήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω 
βίας, παράδοσης υλικού συνεργαζόμενου με άλλο της ι¬ 
δίας σύμβασης ή παραγγελίας, η ΕΡΓΟΣΕ δικαιούται να 
αποποιηθεί αζημίως την παραλαβή και του άλλου συνερ- 
γαζόμενου υλικού. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπη¬ 
ρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδο¬ 
χής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημε¬ 
ρομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχι¬ 
στον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη ή 
το συγκρότημα υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεω¬ 
ρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης ή το συγκρότη¬ 
μα, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, 
το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός σύμβασης σε εκτέλε¬ 
ση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπο¬ 
ρεί με απόφαση του αρμοδίου κατά τα ανωτέρω 
Υπηρεσιακού Οργάνου, ύστερα από απόφαση της αρμο¬ 
δίου Δ/νοης Προμηθειών, να μετατίθεται. Μετάθεση γί¬ 
νεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 
συμβατικών ειδών, ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λό¬ 
γοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Άρθρο 48 

Υπαιτιότητα της ΕΡΓΟΣΕ 

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. καθίσταται υπερήμερος δανειστής μό¬ 
νο εάν δεν αποδέχεται υπαίτια τα προσφερόμενα υλικά, 
με την επιφύλαξη και της παραγρ. 2 του άρθρου 349 του 
Αστικού Κώδικα. (Α.Κ.) 

Άρθρο 49 
Ανωτέρα βία 

1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβαση της 
σύμβασης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας 
βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου 
τον προμηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υπο- 
χρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέ- 
βησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέ¬ 
ρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προ¬ 
σκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται 
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 


Αρθρο 50 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 

1. Εάν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί 
εκπρόθεσμα ή μετά την λήξη της χορηγηθείσας παράτα¬ 
σης προθεσμία και πάντως με ευθύνη του προμηθευτή 
σύμφωνα μετο άρθρο 49, τότε επιβάλλεται, εκτός των τυ¬ 
χόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρό¬ 
στιμο που υπολογίζεται ως εξής : 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το 1/2του μεγίστου προβλεπο- 
μένου, από τα άρθρα 42 και 47 του παρόντος χρόνου πα¬ 
ράτασης, 2.5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό 
του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα¬ 
δόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων 
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εμπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση 
που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρό¬ 
θεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής α¬ 
ξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκ- 
πτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει 
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
νέργειάς του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συ¬ 
νολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσο¬ 
στό 10%της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημε¬ 
ρομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό 
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν καιτα αναφερό- 
μενα στηνπροηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος πα- 
ραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυ¬ 
τού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου κατά περί¬ 
πτωση οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κα¬ 
θυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, 
με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος καθυστέρησης για την 
οποία δεν ευθύνεται, σύμφωνα με άρθρο 49, ο προμη¬ 
θευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, ε¬ 
κτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρους του και τόκος υπερημερίας επί 
του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της είσπραξής της, με το ισχύον κάθε φορά α¬ 
νώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

6. Η είσπραξητου προστίμου και των τόκων επί της προ¬ 
καταβολής, γίνεται ιδίως με παρακράτηση από το λαβείν 
του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέ¬ 
λεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμη¬ 
θευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και 
οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένω¬ 
σης, εκτός αν άλλους ορίζεται απάτην σύμβαση. 
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Άρθρο 51 

Κήρυξη προμηθευτή Έκπτωτου 

1.0 προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προ¬ 
θεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμ¬ 
βαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απάτην κατα- 
κύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου μετά από πρόταση 
της Διεύθυνσης Προμηθειών. 

2. Με την ίδια την διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσε¬ 
ται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κά¬ 
θε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλι¬ 
κά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρ¬ 
θρα 42 και 47του παρόντος κανονισμού. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώ¬ 
θηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με υπαι¬ 
τιότητα της ΕΡΓΟΣΕ. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Μετην απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από 
την σύμβαση λόγω καθυστερήσεως μπορεί να του παρα¬ 
σχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραντης οποίας ου- 
δεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού 
γίνεται δεκτή. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος απάτην 
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται με από¬ 
φαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου ύστερα α¬ 
πό πρόταση της Διεύθυνσης Προμηθειών, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετο¬ 
χής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προ¬ 
μηθευτή είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές που εί¬ 
χαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ’ 
ευθείας ανάθεση είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
απ' ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού. Κάθε άμεση ή έμ¬ 
μεση προκαλούμενη στην ΕΡΓΟΣΕ ζημιά, καταλογίζεται 
σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός 
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγ¬ 
ματοποιείται νέα προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω ο¬ 
ριζόμενα. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμη¬ 
θευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών της 
ΕΡΓΟΣΕ. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση 
πραγματοποιείται μόνο με απόφαση Γεν. Διευθυντή. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 
10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτω¬ 
τος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά 
μέχρι τη προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση 
του δικαιώματος αυτού. 

ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, 
είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κα¬ 
τάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγ¬ 
γύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνε¬ 
ται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 


τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της από¬ 
φασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φο¬ 
ρά επιτόκιο για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομη¬ 
νία δε αυτή και μέχρι την επιστροφής της, με το ισχύον κά¬ 
θε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκ¬ 
πτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τε¬ 
χνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή ανάθεσης ή 
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά 
περίπτωση κατάτον υπολογισμό του διαφέροντος σε βά¬ 
ρος του, λαμβάνεται υπ’ όψιν η διαφορά που τυχόν προ¬ 
κύπτει από την τροποποίηση των σχετικοίν όρων ή τεχνι¬ 
κών προδιαγραφών η οποία συμψηφίζεται με το προς κα¬ 
ταλογισμό ποσό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 52 

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία 
και την εφαρμογή της σύμβασης ή παραγγελίας, που συ- 
νάπτεται μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ και προμηθευτών εγχώριων ή 
αλλοδαπών, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν, υ¬ 
πάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 
Δικαστηρίων και μάλιστα των Αθηνών, εκτός αν συμφω- 
νηθεί διαφορετικά από τα μέρη. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι 
το Ελληνικό Δίκαιο, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί α¬ 
πό τα συ μβαλλόμενα μέρη, οπωσδήποτε δε το ε υ ρωπάίκό 
δίκαιο που διέπει τις δημόσιες προμήθειες. 

Άρθρο 53 

Αρμοδιότητα ενεργειών που απορρέουν 
από τον κανονισμό προμηθειών 

Κάθε υπηρεσιακή ενέργεια, που προβλέπεται από αυτό 
τον κανονισμό, και αναφέρεται είτε σε προμήθεια υλικού, 
είτε σε έκδοση αποφάσεων και διαταγή του Γενικού 
Διευθυντή, επίτου αντικειμένου αυτού του κανονισμού γί¬ 
νεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Προμηθειών ή της 
Υπηρεσίας προμηθειών 

Άρθρο 54 

Ισχύς κειμένου συμβάσεων 

Το κείμενο της συμβάσεως ή της παραγγελίας κατισχύ¬ 
ει κάθε άλλου κειμένου επίτου οποίου στηρίζεται {διακη- 
ρύξεως ή αιτήσεως προς υποβολή προσφοράς, κλπ) ε¬ 
κτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 55 

Έκταση Εφαρμογής 

Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη 
ή έχει υπογράφει σύμβαση ή παραγγελία πριν την ισχύ 
του παρόντος κανονισμού, από τους όρους αυτών θα ε¬ 
ξακολουθήσουν να διέπονται οι σχέσεις μεταξύ των με¬ 
ρών, Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν επίσης εφαρ¬ 
μογή και στις προμήθειες των μεταφερόμενων, από την 
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Μητρική εταιρεία Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., έργων, 
εφ’ όσον γι’ αυτές έχουν υπογράφει συμβάσεις ή ευρί- 
σκονται στο στάδιο υπογραφής στα πλαίσια των προ¬ 
γραμματικών συμφωνιών. 

Άρθρο 56 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει απότηνπρώ- 
τη του επομένου μηνός από την δημοσίευση της εγκριτι¬ 
κής απόφασης του Υπουργό Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
(Για την συμμετοχή σε διαγωνισμό) 

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

(ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) 

Ημερομηνία. 

Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο. 

Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγ- 
γυόμαστε σ' εσάς ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες 

για τον.που είναι κάτοικος. 

(ακριβής Δ/νση) για τη συμμετοχή του στον μειοδοτικό 

διαγωνισμό που θα γίνει στις.(Διακ.) για την 

προμήθεια. 

(είδος υλικού), υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεω¬ 
μένοι να σας καταβάλουμε, με απλή έγγραφη πρόσκλησή 
σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό 

των δρχ.(ολογράφως και αριθμητικά), 

στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο κατά 
την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να 
ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς από κατάπτωση του συ¬ 
νόλου ή μέρους της εγγυήσεως λόγω μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων αυτού που απορρέουν από την πιο πάνω 
διακήρυξη σας και μάλιστα απάτην μη αποδοχή της σχε¬ 
τικής συμβάσεως - παραγγελίας. 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφασή 
σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που είμαστε υ¬ 
ποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε τυχόν πρό¬ 
σκλησή σας το ποσό για το οποίο η εντολή σας χωρίς να 
δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, ενδεχόμενα τυχόν α¬ 
ντιρρήσεις ή ενστάσειςτου προμηθευτή, για τον οποίο εγ- 
γυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της 
διαίρεσης καθώς και από τα δικαιώματά μας που απορρέ¬ 
ουν από τα άρθρα 853,855,862,863,867 και 868 του Αστι¬ 
κού Κώδικα. 

Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδια¬ 
φερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της και με την έγ¬ 
γραφη γι’ αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

(Για την καλή εκτέλεση σύμβασης 
παραγγελίας προμήθειας από το 
εσωτερικό). 

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

(ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) 

Ημερομηνία. 


Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο. 

Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγ- 
γυόμαστε σ' εσάς ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες 

για τον.που είναι κάτοικος. 

. (ακριβής Δ/νση) και έχει αναδειχθεί τελευ¬ 
ταίος μειοδότης στο μειοδοτικό διαγωνισμό (αρίθ. 
.), που έγινε στις.για την από μέρους του μει¬ 
οδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους 
που έχουν συμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης που συ- 
νάφθηκε με την ανακοίνωση σ’ αυτόν της κατακύρωσης 
για την προμήθεια. 

(είδος υλικού) υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεω¬ 
μένοι να καταβάλουμε σ’ εσάς, με απλή έγγραφη πρό¬ 
σκλησή σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το 
ποσό των δρχ. (ολογράφως και αριθ¬ 

μητικά), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το ο¬ 
ποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση 
σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ' εσάς από την 
κατέιπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω 
παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης. 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφασή 
σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που είμαστε υ¬ 
ποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσους με την πρόσκλησή 
σας το ποσό της εντολής σας χωρίς να δικαιούμαστε να 
λάβουμε υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του προ¬ 
μηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε α¬ 
πό τα ευεργετήματα της διαίρεσης καθώς και από τα δι- 
καιώματά μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 
862, 863,867 και 868 του Αστικού Κώδικα. 

Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδια¬ 
φερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της και με την έγ¬ 
γραφη γι’ αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

(Γιατην είσπραξη προκαταβολής) 

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

(ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) 

Ημερομηνία. 

Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο. 

Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγ- 
γυόμαστε σ' εσάς ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες 

για τον.που είναι κάτοικος 

.(ακριβής Δ/νση) που έχει αναλάβει, ύ¬ 
στερα από την δημοπρασία που έγινε στις.με την 

διακήρυξη αριθμ.και με την υπ’ αριθμ..σύμ¬ 
βαση /παραγγελία.την προμήθεια (εί¬ 
δος υλικού) .. και για 

την χορήγηση σε αυτόν προκαταβολής ποσού δρχ. 

.(αριθμητικά και ολόγραφα) στο οποίο 

και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας, η οποία θα ει- 
σπραχθεί απ' αυτόν έναντι του αντσίμου της πιο πάνω 

προμήθειας εκ. δραχμών.και για τυχόν 

αξίωση σας για επιστροφή του ποσού που θα καταβληθεί 
σ’ αυτόν λόγω προκαταβολής του πιο πάνω ποσού των 
δραχμών.και επί πλέοντόκους υπερημε¬ 

ρίας για το χρονικό διάστημα από την καταβολή του, από 
εσάς και με την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας 
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θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς από την κα¬ 
τάπτωση όλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης 
των όρων ή κάποιου όρου της σύμβασης. 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφασή 
σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που είμαστε υ¬ 
ποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε τυχόν πρό¬ 
σκλησή σας το ποσό για το οποίο η εντολή σας χωρίς να 
δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, ενδεχόμενα τυχόν α¬ 
ντιρρήσεις ή ενστάσειςτου προμηθευτή, για τον οποίο εγ- 
γυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της 
διαίρεσης καθώς και από τα δικαιώματά μας που απορρέ¬ 


ουν από τα άρθρα Β53,855,862,863,867 και 868του Αστι¬ 
κού Κώδικα. 

Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδια¬ 
φερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της και με την έγ¬ 
γραφη γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυ βερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 1998 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
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